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Le Bulletin des travaux de construction de 
Concordia est un périodique destiné a tenir le 
personnel de I'Université et le voisinage du 
campus Loyola au fait des travaux de 
construction du nouveau complexe des sciences. 
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Concordia 


On vous prépare pour le monde 
www.concordia.ca 


Un nouveau complexe des sciences au 
campus Loyola 


Comme beaucoup d’entre vous le savent déja, 

P Université est préte 4 commencer les travaux de 
construction d’un tout nouveau complexe des sciences 
de 85 millions de dollars, qui sera érigé sur la facade 
nord-ouest du campus Loyola. La majeure partie de 
lédifice sera intégrée au pavillon Bryan, a l’arriére de 
celui-ci, ot! se trouve actuellement le stationnement. 
Une autre partie se trouvera sur l’avenue West 
Broadway, au sud du pavillon. Le nouveau batiment 
comptera 5 étages dans sa partie la plus élevée. Nous 
prévoyons finir les travaux @ici l’été 2003 et, 
idéalement, inaugurer le complexe dés septembre de la 
méme année. 


Si ce projet étalé sur deux ans enthousiasme au plus 
haut point la communauté universitaire, nous sommes 
conscients qu il pourrait causer 
quelques désagréments a certains 
membres de notre personnel du 
campus Loyola et aux riverains. Soyez 
assurés que nous travaillons de 
concert avec les entrepreneurs pour en 
minimiser les répercussions. 
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Premiere étape : construction d’une cloture 
périphérique 


Afin d’assurer une sécurité maximum et de limiter la 
pollution sonore et la poussiére, une cléture de huit 
pieds en contreplaqué sera érigée tout autour du 
chantier de construction (voir plan). Pour l’instant, 
Pentrée du campus par l’'avenue West Broadway 
restera ouverte. 


Deuxiéme étape : travaux d’excavation 


Les travaux d’excavation commenceront dés le mois de 
juin et devraient étre achevés d’ici le début aout. C’est 
avec l’installation des engins de battage que le niveau 
sonore atteindra son maximum. Toutefois, les travaux 
nauront lieu qu’en semaine, de 7 a 17 h, et jamais en 
soirée ni pendant la fin de semaine. 
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Les camions accéderont au chantier par avenue West 
Broadway, juste au nord de la rue Sherbrooke qu'ils 
emprunteront vers l’ouest pour rejoindre la rue Saint- 
Jacques. De petits travaux de démolition seront 
également effectués sur certaines parties du pavillon 
Bryan. Les ouvriers de l’entreprise d’excavation 
nettoieront réguli¢rement la chaussée et utiliseront un 
camion citerne afin de limiter le dégagement de 
poussiere. 


Déroulement du projet de construction 


Une fois les travaux d’excavation terminés, la deuxiéme 
phase du projet sera amorcée avec le coulage des 
fondations. Ces travaux sont prévus pour la fin aotit. 
Nous vous tiendrons informés au fur et 4 mesure avec 
notre Bulletin et notre site web: 
http://buildings.concordia/index.fr.shtml 
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Notre mot d’ordre : minimiser les 
dérangements. 


LUniversité Concordia tient 4 minimiser les 
dérangements que les travaux de construction 
pourraient occasionner dans le voisinage et 

s engage a prendre des mesures concernant 
notamment : 


La sécurité 
e l’accés au chantier sera barré par une cléture 
de huit pieds en contreplaqué. 


Le contréle de la pollution sonore et du 

dégagement de poussiére 

e l’acces au site pour les camions et l’équipement 
lourd se fera uniquement par l'avenue West 
Broadway, au nord de la rue Sherbrooke. 

e les travaux de construction auront uniquement 
lieu en semaine, entre 7 h et 17 h. 

e la voie empruntée par les camions sera 
fréquemment lavée pour limiter la poussiére. 


Le stationnement 

¢ comme la construction du nouveau complexe 
des sciences condamnera les 90 places de 
stationnement attenantes au pavillon Bryan, 
nous les relocaliserons temporairement 
derriére le pavillon TJ, 7315, rue Terrebonne. 


Soyez assurés que tous les travaux seront 
surveillés de prés. Merci de votre patience et de 
votre compréhension! 


Derniéres nouvelles ou complément @’information: 
http://buildings.concordia.ca/index.fr.shtml. 


Vos questions et commentaires sont les bienvenus. 
La communauté universitaire est priée de s’adresser a 
M™ Eugenia Xenos 

Courriel : exenos@alcor.concordia.ca 

Tél. : (514) 848-4279 


Les riverains voudront bien communiquer avec 
M™ Ann M. Bennett 

Courriel : amb@alcor.concordia.ca 

Tél. : (514) 848-4851 


